Bruno Boggioni Rivera 


De: Bruno Boggioni Rivera 


Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 16:13 

Para: Omar Sepulveda Vásquez; Andres Palma Tapia; Jessica Muñoz Gómez 

cc: Francisco Meza Hernandez; Yerko Casanga Chupetea; Roberto Ahumada Villanueva; 
Haroldo Castañeda Parraguez 

Asunto: RV: Nombramiento Comisión Receptora Proyecto Electrificación Camarones 

Omar: 


Se solicita de acuerdo a lo informado por Francisco, el poder confeccionar resolución que establezca el nombramiento 
de la Comisión de recepción del Proyecto Electrificación Comuna de Camarones 

De esta manera se sugiere a los siguientes funcionarios para conformar dicha comisión: 

Titular.- 

- Juan C. Rojas Vargas 

- Cristian Quinteros Sánchez 

- Sandy Carrasco Barrientos 

Suplente.- 

- Sergio Méndez Rivera 

- Luis Taboada Meneses 


De igual manera se advierte que fuera de resolución, pero que cuentan como parte del proceso de cierre y que 
complementar los requerimientos de los miembros de la comisión son: 

ITO : Roberto Ahumada Villanueva 

Analista: Yerko Casanga Chupetea 


Ante cualquier consulta remitir antecedentes a ITO, con copia a mi persona. 


Saludos 


ES 
Za 


Bruno F. Boggioni Rivera 


ARQUITECTO 
FONO: 58-2207375 


JEFE DE DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 


gi 


O... mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de 
destino. Si no es usted. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción 


De: Omar Sepulveda Vásquez 

Enviado el: lunes, 8 de octubre de 2018 14:40 

Para: Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioniOgorearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: RE: Nombramiento Comisión Receptora Proyecto Electrificación Camarones 


Chequear esta rex porfa 


De: Bruno Boggioni Rivera 
Enviado el: lunes, 08 de octubre de 2018 11:01 
Para: Omar Sepulveda Vásquez <omar.sepulveda(Dgorearicayparinacota.gov.cl> 


CC: Andres Palma Tapia <andres.palma(gorearicayparinacota.gov.cl>; Jessica Muñoz Gómez 


1 


<jessica.munoz(Ogorearicayparinacota.gov.cl>; Roberto Ahumada Villanueva 
<roberto.ahumadaOgorearicayparinacota.gov.cl>; Jocelin A. Martínez Martínez 
<jocelin.martinezOgorearicayparinacota.gov.cl>; Alexis Segura L. <alexis.segura(Ogorearicayparinacota.gov.cl>; 


Francisco Meza Hernandez <francisco.meza(Dgorearicayparinacota.gov.cl>; Haroldo Castañeda Parraguez 
<haroldo.castaneda(Ogorearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: RE: Nombramiento Comisión Receptora Proyecto Electrificación Camarones 


Omar: 


En relación a solicitud de conformar nombramiento de la Comisión de recepción del Proyecto Electrificación Comuna 
de Camarones. 
Se consulta el estado actual de tramitación. 
- A su vez en relación a pronunciamiento de Jefatura DIPIR de priorización de analistas, seria de interés advertir si 
se incorporara modificación de profesionales.- 


Saludos. 


Bruno F. Boggioni Rivera 


AS 


ARQUITECTO 
FONO: 58-2207375 


JEFE DE DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
ÓO. mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de 


destino. Si no es usted. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción 


De: Bruno Boggioni Rivera 


Para: Omar Sepulveda Vásquez <omar.sepulveda(ODgorearicayparinacota.gov.cl> 

CC: Andres Palma Tapia <andres.palma(gorearicayparinacota.gov.cl>; Jessica Muñoz Gómez <jessica.munozOgorearicayparinacota.gov.cl>; 
Roberto Ahumada Villanueva <roberto.ahumada(Ogorearicayparinacota.gov.cl>; Jocelin A. Martínez Martínez 
<jocelin.martinezOgorearicayparinacota.gov.cl>; Alexis Segura L. <alexis.segura(Ogorearicayparinacota.gov.cl> 

Asunto: RV: Nombramiento Comisión Receptora Proyecto Electrificación Camarones 


Omar: 
Se solicita de acuerdo a lo informado por Francisco, el poder confeccionar resolución que establezca el nombramiento 
de la Comisión de recepción del Proyecto Electrificación Comuna de Camarones 
De esta manera se sugiere a los siguientes funcionarios para conformar dicha comisión: 
- Juan C. Rojas Vargas 
- Cristian Quinteros Sánchez 
- Sandy Carrasco Barrientos 
©.. igual manera se advierte que fuera de resolución, pero que cuentan como parte del proceso de cierre y que 
complementar los requerimientos de los miembros de la comisión son: 
ITO : Roberto Ahumada Villanueva 
Analista: Yerko Casanga Chupetea 


Ante cualquier consulta remitir antecedentes a ITO, con copia a mi persona. 


Saludos 


PES Bruno F. Boggioni Rivera 
Q ta ARQUITECTO 
FONO: 58-2207375 
JEFE DE DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 


Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de 
destino. Si no es usted. El destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación 
vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción 


De: Francisco Meza Hernandez 

Enviado el: martes, 25 de septiembre de 2018 13:50 

Para: Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioniOgorearicayparinacota.gov.cl> 

CC: Haroldo Castañeda Parraguez <haroldo.castaneda(Ogorearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: Nombramiento Comisión Receptora Proyecto Electrificación Camarones 


Estimado Bruno, junto con saludar y en relación al Proyecto Electrificación Comuna de Camarones, cuyo plazo expira el 
róximo martes 02 de octubre de 2018, se solicita en carácter de urgente designar la Comisión Receptora del Proyecto. 


De igual forma se solicita puedas empezar a tramitar desde ya a través del ITO las acciones necesarias para poder 
cumplir con el compromiso de pago de este importante proyecto para la Región. 


Saludos 


© Francisco Meza Hernández 


LA Jefe División de Presupuesto e Inversión Regional 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
Teléfono (56) 58 2 207432 


Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la 
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede 
estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y 
proceda a su destrucción. 


